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DELIBERAZIONE delta GIUNTA COMUNALE 

COPIA 

Atto n. 09 del 22.02.2016 

1 _ — 

OGGETTO: 

Lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico 
deli'Infanzia e Primaria - 1° stralcio funzionale. Approvazione progetto 
definitivo - esecutivo. 


L anno 2016 (duemilasedici), il giomo 22 del mese di febbralo alle ore 13,15 presso la Sede Comunale, e 
riunita in assemblea la Giunta Comunale con la partecipazione dei Signori: 


Coqnome e Nome 

Incarico Istituzionale 

Presente 

Assente 

PETRUCCI geom. Stefano 

Sindaco 

P 


VALENTINI Antonio 

Assessore 


A 

D'ANGELI Franca 

Assessore 

P 



Presiede la seduta il Sindaco: Petrucci geom. Stefano 
Partecipa alia seduta il Segretario Comunale: Dott. Simone Lodovisi 


Regolarita Tecnica - II Responsabile dell'Area Tecnica: 
Parere: FAVOREVOLE f.to Arch. Laura Guidotto 
Regolarita Contabile- II Responsabile dell'Area Contabile: 
Parere: FAVOREVOLE f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta 


II Presidente dell'Assemblea, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 





Qggetto: Lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza deli'edificio scolastico 
dell infanzia e primaria" “ 1° stralcio funzionale. Approvazione progetto 
definitive - esecutivo. 

LA GIUNJA COMUNALE 

PREMESSO che nell'ambito del Programma straordinario di interventi per // recupero e ia 
messa in sicurezza degii edifici scoiastici di cui alia D.G.R. n. 42/2005 il Comune di Accumoii 
e risultato beneficiario di un finanziamento di € 50.665,00 per la realizzazione del 1° stralcio 
funzionale dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e 
primaria; 


VISTA la Deliberazione di G.C. n. 08 del 17/03/2015, con la quale e stato approvato il 
progetto preliminare dell'opera, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, per un importo 
complessivo di € 50.665,00, di cui € 37.000,00 per lavori; 

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 116 del 12/11/2015, con la quale e stato 
affidato all Ing. Giuliano Vecchi, iscritto all'Ordine degii Ingegneri della Provincia di Rieti al 
n. A-472, I'incarico per la redazione della progettazione definitiva - esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione 
lavori; 

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 09 dei 29/01/2016, con la quale e stato 
affidato alia ditta Geo 3D Sri, con sede in Rieti - Via della Chimica snc, I'incarico della 
redazione della relazione geologica; 

VISTO il progetto definitivo - esecutivo redatto dai professionisti incaricati e pervenuto al 
prot. n. 841 e 842 del 18/02/2016, costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

Tav. 1: Relazione tecnica; 

Tav. 2: Elaborati grafici; 

- Tav. 3: Documentazione fotografica; 

- Tav. 4: Computo metrico estimativo; 

Tav. 4.1: Quadro economico; 

- Tav. 4.2: Elenco prezzi unitari ed analisi; 

Tav. 5: Incidenza della manodopera; 

Tav. 6: Piano di sicurezza e coordinamento: 

- Tav. 6.1: Allegato B al PSC; 

Tav. 6.2: Costi della sicurezza; 

- Tav. 6.3: Diagramma di Gantt; 

- Tav. 7 : Fascicolo dell'opera: 

- Tav. 8: Piano di manutenzione; 

- Tav. 9: Capitolato speciale di appalto; 

- Tav. 10: Relazione sui materiali; 

- Tav. 11: Relazione di calcolo; 

Tav. 12: Relazione geotecnica; 

Tav. 13: Esecutivi strutturali; 

Relazione geologica; 


DATO ATTO che tale progetto determina una spesa complessiva di € 57.291,59 di cui € 
34.891,69 per lavori, articolata secondo il seguente quadro economico di progetto: 


A) Lavori soggetti a ribasso € 34.891,69 

di cui 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso a € 6.139 78 

TOTALE LAVORI € 34. 891,* 69 


B) Somme a disposizione della stazione appaltante 



bl) Lavori in economia: lavori di 

messa in sicurezza propedeutici 

alle attivita di rilievo (IVA esclusa) 

bl) Incentivo art. 93 c. 7 bis Digs 163/2006 

b3) Spese tecniche - Prog., DL, CSP, CSE 

b4) Collaudo statico (compreso C.I. e IVA) 

b5) Relazione geologica (compresa C.I. 2% e IVA 22%) 

b6) C.I. su spese tecniche 4% 

b7) IVA su b3) e b6) 22% 

b8) IVA su lavori 22% 

b9) Spese di istruttoria Regione Lazio Area Genio Civile 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 


€ 4.800,00 
€ 195,39 

€ 5.500,00 
€ 634,40 

€ 746,64 

€ 220,00 
€ 1.258,40 
€ 8.732,17 
€ 312,90 

€ 22.399,90 


TOTALE GENERALE 


€ 57.291,59 


RITENUTO di finanziare la spesa eccedente il finanziamento regionale, pari ad € 6.626,59, 
con le seguenti modalita: 


- € 5.905,01 devoluzione mutuo, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 26 del 
30/11/2016; 

- € 721,58 fondi di bilancio; 


VISTI i verbali di validazione e verifica del progetto esecutivo in data 18/02/2016; 


RITENUTO di dover procedere all'approvazione del presente progetto definitivo - esecutivo; 

RITENUTO altresi di nominare I'Arch. Laura Guidotto Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Con votazione favorevole ed unanime; 


DEL IBERA 

1) La narrativa e parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di approvare il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato 
"Riquaiificazione e messa in sicurezza dell'edificio scoiastico deii'infanzia e prim aria" - 1° 
stralcio funzionale, redatto dall'Ing. Giuliano Vecchi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Rieti al n. A-472, pervenuto al prot. n. 841 e 842 del 18/02/2016, per 
un importo complessivo di € 57.291,59 di cui € 34.891,69 per lavori, costituito dai 
seguenti elaborati tecnici: 

- Tav. 1: Relazione tecnica; 

Tav. 2: Elaborati grafici; 

- Tav. 3: Documentazione fotografica; 

Tav. 4: Computo metrico estimativo; 

Tav. 4.1: Quadro economico; 

Tav. 4.2: Elenco prezzi unitari ed analisi; 

Tav. 5: Incidenza della manodopera; 

Tav. 6: Piano di sicurezza e coordinamento: 

Tav. 6.1: Allegato B al PSC; 

Tav. 6.2: Costi della sicurezza; 

- Tav. 6.3: Diagramma di Gantt; 

Tav.7 : Fascicolo dell'opera: 

Tav. 8: Piano di manutenzione; 

Tav. 9: Capitolato speciale di appalto; 

- Tav. 10: Relazione sui materiali; 



Tav. 11: Relazione di calcolo; 
Tav. 12: Relazione geotecnica; 
Tav. 13: Esecutivi strutturaii; 
Relazione geologica; 


3) Di dare atto che ii presente progetto definitivo - esecutivo e articolato secondo il 
seguente quadro economico di progetto: 


A) Lavori soggetti a ribasso 
di cui 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso a 
TOTALE LAVORI 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante 
bl) Lavori in economia: lavori di 

messa in sicurezza propedeutici 

alie attivita di rilievo (IVA esclusa) 

b2) Incentivo art. 93 c. 7 bis Digs 163/2006 

b3) Spese tecniche - Prog., DL, CSP, CSE 

b4) Collaudo statico (compreso C.I. e IVA) 

b5) Relazione geologica (compresa C.I. 2% e IVA 22%) 

b6) C.I. su spese tecniche 4% 

b7) IVA su b3) e b6) 22% 

b8) IVA su lavori 22% 

b9) Spese di istruttoria Regione Lazio Area Genio Civile 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 


€ 34.891,69 

€ 6.139,78 
€ 34.891,69 


€ 4.800,00 
€ 195,39 

€ 5.500,00 
€ 634,40 

€ 746,64 

€ 220,00 
€ 1.258,40 
€ 8.732,17 
€ 312,90 

€ 22.399,90 


TOTALE GENERALE 


€ 57.291,59 


4) Di cofinanziare I'opera per I'importo eccedente il finanziamento regionale, pari ad € 
6.626,59, con le seguenti modalita: 

- € 5.905,01 devoluzione mutuo, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n 26 del 

30/11/2016; 

€ 721,58 fondi di bilancio; 


5) Di nominare I'Arch. Laura Guidotto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

6) Di dichiarare, con successiva favorevole ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000, stante 
I'urgenza di provvedere in merito. 



La presente deliberazione viene cosi sottoscritta: 


11 Presidente 

f.to PETRUCCI geom. Stefa no 

II Segretario Comunale 
f.to Dott. Simone LODOVISI 

1 1 — 1 — _____ 


Attesto che la presente deliberazione e pubblicata all'Albo Comunale dal_ 2 4 FEB. 201§„ n 


Li/ 


:d ocm 




kUID 




aoi/x 




§^gretario Comunale 

Simone Lodovisi 






ESECUTIVITA' 


La presente deliberazione e divenuta esecutiva il: 



22 Ft. 8 A016 essendo stata djchjarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Lgs 267/2000; 


□ il decimo giorno successivo alia data di inizio della pubblicazione 


li. 




; II Segretario Comunale 
f.to Dott. Simone Lodovisi 






